
LAPORAN 50% 

Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa 
Teknik Kendaraan Ringan 



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI WONOSALAM 


Jl. Anjasmoro, Wonosalam Telp. 08113311221 Fax. - 
Email : smknwonosalam@vahoo.co.id Website : www.smknwonosalamibq.sch.id 

JOMBANG f Kode Pos : 61476 


r 
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SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
ATAS LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN > 50 % 
PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA 

TAHUN 2019 


Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Sulikan, S.Pd., M.M. 

Jabatan : Kepala SMK Negeri Wonosalam 

Alamat : Jl. Anjamoro, Wonosalam - Kab. Jombang 

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material 
atas kebenaran informasi yang saya sampaikan dalam laporan kemajuan 
penyelesaian pekeijaan > 50 % pelaksanaan bantuan PEMBANGUNAN RUANG 
PRAKTIK SISWA. 

Apabila dikemudian hari laporan kemajuan penyelesaian pekeijaan >50% 
pelaksanaan bantuan PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA yang disampaikan 
tidak benar, maka saya siap bertanggungjawab atas segala resiko baik secara materi 
maupun hukum. 

Demikan surat pernyataan ini dibuat dengan sebemamya. 



Wonosalam, 31 Juli 2019 

SMK Negeri Wonosalam 


• • - - . 


■Pd.. M.M. 


31 199003 1 005 
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI WONOSALAM 

Jl. Anjasmoro, Wonosalam Telp. 08113311221 Fax. - 
Email : smknwonosalam@vahoo.co.id Website : www.smknwonosalamiba.sch.id 

JOMBANG Kode Pos : 61476 


LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 50% 
Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa Teknik Kendaraan Ringan 

SMK NEGERI WONOSALAM 
KAB./KOTA JOMBANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 


Nomor : 900/297/101.6.26.20/2019 


Pada hari ini Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2019 yang bertanda tangan 
dibawah ini: 

Nama : Sulikan, S.Pd., M.M. 

NIP : 19640831 199003 1 005 


Jabatan 

Alamat 


Kepala SMK Negeri Wonosalam 

Jl. Anjamoro, Wonosalam - Kab. Jombang 


dengan ini menyatakan sebagai berikut: 

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit 
Kelembagaan dan Sarana Prasarana Subdit Kelembagaan dan Sarana 
Prasarana Nomor 7915/D5.4/KU/2019 tanggal 26-04-2019 tentang 
Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa, dan 
Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 8032/D5.4/KU/2019 tanggal 26-04-2019 
tentang bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa dengan nilai bantuan 
sebesar Rp 317.871.000,- ( tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh 
puluh satu ribu rupiah) 

1. Sampai dengan tanggal 13-07-2019 (tanggal pencapaian hasil pekerjaan >50 
%), kemajuan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa 
(diisi sesuai nama bantuan) sebesar 50%. 

2. Apabila dikemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah 
dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut 
penggantian kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan 
sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 


..Wonosalam, 31 Juli 2019 



K Negeri Wonosalam 


, S.Pd.. M.M. 

19640831 199003 1 005 

















Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 

Bantuan : Ruang Praktik Siswa 

Nomor : 900/297/101.6.26.20/2019 

Tanggal : 31 Juli 2019 

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN 

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 6 Hari Kerja 

Minggu Ke : 1 : 20 s/d 25 Mei 2019 


NO 

URAIAN KEGIATAN 

VOLUME 

SATUAN 

BOBOT 

Hasil Pekerjaan 

Prosentase 

Kemajuan 

Tiap 

Pekerjaan 

Prosentase 
Kemajuan 
Thd Seluruh 





(%) 

Mgg Lalu 

Mgg Ini 

Jumlah 

Sisa 

Pekerjaan 













PEKERJAAN PENDAHULUAN 










1 

Pembersihan awal dan akhir proyek 

1.00 

Is 

0.167 

0.00 

1.00 

1.00 

0.00 

100 

0.167 

2 

Pas. Bouplank 

1.00 

ls 

0.100 

0.00 

1.00 

1.00 

0.00 

100 

0.100 

II 

PEKERJAAN TANAH, URUGAN DAN PONDASI 










1 

Pek. Galian tanah pondasi 

59.50 

m3 

1.012 

0.00 


0.00 

59.50 

0 

0.000 

2 

Urugan tanah kembali 

14.88 

m3 

0.084 

0.00 


0.00 

14.88 

0 

0.000 

3 

'Pek. Urug pasir bawah pondasi 5 cm 

0.41 

m3 

0.022 

0.00 


0.00 

0.41 

0 

0.000 

4 

Pas. Pondasi batu kali IPc : 4 Psr 

41.65 

m3 

9.449 

0.00 


0.00 

41.65 

0 

0.000 

5 

Pengeboran Strousse 030 -150 cm (induk) 

10.00 

m3 

0.170 

0.00 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

III 

PEKERJAAN BETON 










1 

Pondasi plat P1 20/90/90 cm 

2.03 

m3 

1.880 

0.00 


0.00 

2.03 

0 

0.000 

2 

SloofSI 15/25 cm 

2.23 

m3 

2.260 

0.00 


0.00 

2.23 

0 

0.000 

3 

Kolom K1 20/30 cm 

2.76 

m3 

4.593 

0.00 


0.00 

2.76 

0 

0.000 

4 

Kolom K2 15/20 cm 

1.34 

m3 

2.232 

0.00 


0.00 

1.34 

0 

0.000 

5 

Balok Ring 15/20 

2.27 

m3 

3.759 

0.00 


0.00 

2.27 

0 

0.000 

6 

Balok Latei 10/15 cm 

25.00 

m‘ 

0.703 

0.00 


0.00 

25.00 

0 

0.000 

7 

Rabat lantai 5 cm (gedung) 

8.25 

m3 

1.964 

0.00 


0.00 

8.25 

0 

0.000 

8 

Pondasi Strousse 030 -150 cm (induk) 

1.06 

m3 

0.984 

0.00 


0.00 

1.06 

0 

0.000 

IV 

PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN 










1 

Pas. Trasram IPc : 3Psr 

29.75 

m2 

1.042 

0.00 


0.00 

29.75 

0 

0.000 

2 

Pas. 1/2 bata merah IPc 6Psr 

233.61 

m2 

7.630 

0.00 


0.00 

233.61 

0 

0.000 

3 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 3Psr gewel 

16.65 

m2 

0.583 

0.00 


0.00 

16.65 

0 

0.000 

4 

Plesteran IPc: 3Psr 

59.50 

m2 

0.964 

0.00 


0.00 

59.50 

0 

0.000 

5 

Plesteran IPc: 6Psr 

500.51 

m2 

7.426 

0.00 


0.00 

500.51 

0 

0.000 

V 

PEKERJAAN ATAP DAN KERANGKANYA 










1 

Pek. Pasang kuda-kuda baja + gording untuk atap Spandek 

286.96 

m2 

15.550 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

2 

Pek. Pasang atap spandeck zincalume 

286.96 

m2 

8.401 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

3 

Pas. nok zincalume 

17.00 

m' 

0.482 

0.00 


0.00 

17.00 

0 

0.000 

VI 

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 










1 

Pas. Kusen pintu aluminium warna 4" type P1 

9.15 

m' 

0.517 

0.00 


0.00 

9.15 

0 

0.000 

2 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium warna 4" type PJ1 

10.85 

m’ 

0.613 

0.00 


0.00 

10.85 

0 

0.000 

3 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium warna 4“ type PJ2 

13.13 

m' 

0.742 

0.00 


0.00 

13.13 

0 

0.000 

4 

Pas. Kusen jendela aluminium warna 4" type J1 

66.20 

m’ 

3.739 

0.00 


0 00 

66.20 

0 

0.000 

5 

Pas. Kusen BV type BI 

29.60 

m' 

1.672 

0.00 


0.00 

29.60 

0 

0.000 

6 

Pas. Kusen BV type B2 

15.98 

m' 

0.903 

0.00 


0.00 

15.98 

0 

0.000 

7 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 

jadi) type P1 

3.19 

m2 

0.585 

0.00 


0.00 

3.19 

0 

0.000 

8 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 

jadi) type PJ1 

1.89 

m2 

0.347 

0.00 


0.00 

1.89 

0 

0.000 

9 

Daun jendela aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang jadi) 

typeJI.PJI dan PJ2 

10.14 

m2 

1.522 

0.00 


0.00 

10.14 

0 

0.000 

10 

Pas Kaca polos 5 mm 

11.68 

m2 

0.420 

0.00 


0.00 

11.68 

0 

0.000 

11 

Pas. Daun pintu aluminium km/wc + ACC (terpasang jadi) 

1.47 

m2 

0.270 

0.00 


0.00 

1.47 

0 

0.000 

VII 

PEKERJAAN LANTAI & FINISING KERAMIK 










1 

Pas. Keramik lantai 40 x 40 cm (polos) 

210.00 

m2 

12.130 

0.00 


0.00 

210.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Keramik lantai 30 x 30 cm KM/WC 

4.00 

m2 

0.157 

000 


0.00 

400 

0 

0.000 

VIII 

PEKERJAAN PENGECATAN 



0.000 

0.00 






1 

Cat dinding 

560.01 

m2 

2.719 

0.00 






IX 

PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 










1 

Pas. Kunci tanam 2x putar 

2.00 

bh 

0.080 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Engsel pintu 

6.00 

bh 

0.046 

0.00 


0.00 

6.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Engsel jendela 

8.00 

bh 

0.035 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Grendel tanam pintu 

2.00 

bh 

0.018 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Grendel tanam jendela 

4.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

6 

Pas. Hak angin sikutan 

8.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

X 

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 










1 

Pas. Lampu SL 15 watt + fitting 

16.00 

set 

0.293 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 

2 

Saklar ganda 

4.00 

bh 

0.041 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

3 

Saklar tunggal 

2.00 

bh 

0.017 

0.00, 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

4 

Stop kontak 

10.00 

bh 

0.083 

0 . 00 ; 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

5 

Titik instalasi listrik Lampu 

16.00 

ttk 

0.534 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 













































































6 

Titik instalasi listrik Stop Kontak 

10.00 

ttk 

0.300 

0.00 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

XI 

PEKERJAAN SANITASI 










1 

Pas. Closed jongkok (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.070 

0.00 


0.00 

100 

0 

0.000 

2 

Pas. Pipa PVC 3“ 

15.00 

m 

0.213 

0.00 


0.00 

15.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Pipa PVC 4" 

4.00 

m 

0.082 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Floor drain (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.040 

0.00 


0.00 

100 

0 

0.000 

5 

Pas. Bak air fiberglas 

1.00 

bh 

0.042 

0.00 


0.00 

1 00 

0 

0.000 

6 

Pembuatan Septictank + Resapan (terpasang jadi) 

1.00 

unit 

0.250 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 


JUMLAH 



100 






0.267 


PRESTASI RENCANA 









0.267 


DEVIASI 









0.000 


Ketua Tim Teknis Pembimbing 
Perencanaan dan Pengawasan 



Satful Arfaah, ST.. MT. 

Direktur CV. MaSa Konsultan 



Ketua Tim Pembangunan 
RPS SMK Negeri Wonosalam 

Djanur Wendo, S.Pd. 

NIP. 19670117 200701 1 009 
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Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 

Bantuan : Ruang Praktik Siswa 

Nomor : 900/297/101.6.26.20/2019 

Tanggal : 31 Juli 2019 

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN 

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 6 Hari Kerja 

Minggu Ke :2 : 27 Mei s/d 1 Juni 2019 










Prosentase 

Prosentase 

NO 

URAIAN KEGIATAN 

VOLUME 

SATUAN 

BOBOT 


Hasil Pekerjaan 


Kemajuan 

Tiap 

Pekerjaan 

Kemajuan 
Thd Seluruh 





(%) 

Mgg Lalu 

Mgg Ini 

Jumlah 

Sisa 

Pekerjaan 












1 

PEKERJAAN PENDAHULUAN 










1 

Pembersihan awal dan akhir proyek 

1.00 

Is 

0 167 

1 00 


1.00 

0.00 

100 

0.167 

2 

Pas. Bouplank 

1.00 

ls 

0.100 

1.00 


1.00 

0.00 

100 

0.100 

II 

PEKERJAAN TANAH, URUGAN DAN PONDASI 










1 

Pek. Galian tanah pondasi 

59.50 

m3 

1.012 

0.00 

59.50 

59.50 

0.00 

100 

1.012 

2 

Urugan tanah kembali 

14.88 

m3 

0084 

0.00 


0.00 

14.88 

0 

0.000 

3 

Pek. Urug pasir bawah pondasi 5 cm 

0.41 

m3 

0.022 

0.00 


0.00 

0.41 

0 

0.000 

4 

Pas Pondasi balu kali IPc : 4 Psr 

41.65 

m3 

9.449 

0.00 


0.00 

41.65 

0 

0.000 

5 

Pengeboran Strousse 030 -150 cm (induk) 

10.00 

m3 

0.170 

0.00 

10.00 

10.00 

0.00 

100 

0.170 

III 

PEKERJAAN BETON 










1 

Pondasi plat P1 20/90/90 cm 

2.03 

m3 

1.880 

0.00 


0.00 

2.03 

0 

0.000 

2 

SloofSI 15/25 cm 

2.23 

m3 

2.260 

0.00 


0.00 

2.23 

0 

0.000 

3 

Kolom K1 20/30 cm 

2.76 

m3 

4.593 

0.00 


0.00 

2.76 

0 

0.000 

4 

Kolom K2 15/20 cm 

1.34 

m3 

2.232 

0.00 


0.00 

1.34 

0 

0.000 

5 

Balok Ring 15/20 

2.27 

m3 

3.759 

0.00 


0.00 

2.27 

0 

0.000 

6 

Balok Latei 10/15 cm 

25.00 

m’ 

0.703 

0.00 


0.00 

25.00 

0 

0.000 

7 

Rabat lantai 5 cm (gedung) 

8.25 

m3 

1.964 

0.00 


0.00 

8.25 

0 

0.000 

8 

Pondasi Strousse 030 -150 cm (induk) 

1.06 

m3 

0984 

0.00 

1.06 

1.06 

0.00 

100 

0.984 

IV 

PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN 










1 

Pas. Trasram IPc : 3Psr 

29.75 

m2 

1.042 

0.00 


0.00 

29.75 

0 

0.000 

2 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 6Psr 

233.61 

m2 

7.630 

0.00 


0.00 

233.61 

0 

0.000 

3 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 3Psr gewel 

16.65 

m2 

0.583 

0.00 


0.00 

16.65 

0 

0.000 

4 

Plesteran IPc: 3Psr 

59.50 

m2 

0.964 

0.00 


0.00 

59.50 

0 

0.000 

5 

Plesteran IPc: 6Psr 

500.51 

m2 

7.426 

0.00 


0.00 

500.51 

0 

0.000 

V 

PEKERJAAN ATAP DAN KERANGKANYA 










1 

Pek. Pasang kuda-kuda baja + gording untuk atap Spandek 

286.96 

m2 

15.550 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

2 

Pek. Pasang atap spandeck zincalume 

286.96 

m2 

8.401 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

3 

Pas. nok zincalume 

17.00 

m' 

0.482 

0.00 


0.00 

17.00 

0 

0.000 

VI 

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 










1 

Pas. Kusen pintu aluminium warna 4“ type P1 

9.15 

m’ 

0.517 

0.00 


0.00 

9.15 

0 

0.000 

2 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium wama 4" type PJ1 

10.85 

m’ 

0.613 

0.00 


0.00 

10.85 

0 

0.000 

3 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium wama 4" type PJ2 

13.13 

m' 

0.742 

0.00 


0.00 

13.13 

0 

0.000 

4 

Pas. Kusen jendela aluminium wama 4" type J1 

66.20 

m' 

3.739 

0.00 


0.00 

66.20 

0 

0 000 

5 

Pas. Kusen BV type BI 

29.60 

m' 

1.672 

0.00 


0.00 

29.60 

0 

0.000 

6 

Pas. Kusen BV type B2 

15.98 

m' 

0.903 

0.00 


0.00 

15.98 

0 

0.000 

7 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 

jadi) type P1 

3.19 

m2 

0.585 

0.00 


0.00 

3.19 

0 

0.000 

8 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 
jadi) type PJ1 

1.89 

m2 

0.347 

0.00 


0.00 

1.89 

0 

0.000 

9 

Daun jendela aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang jadi) 
type J1, PJ1 dan PJ2 

10.14 

m2 

1.522 

0.00 


0.00 

10.14 

0 

0.000 

10 

Pas. Kaca polos 5 mm 

11.68 

m2 

0.420 

0.00 


0.00 

11.68 

0 

0.000 

11 

Pas. Daun pintu aluminium km/wc + ACC (terpasang jadi) 

1.47 

m2 

0.270 

0.00 


0.00 

1.47 

0 

0.000 

VII 

PEKERJAAN LANTAI & FINISING KERAMIK 










1 

Pas. Keramik lantai 40 x 40 cm (polos) 

210.00 

m2 

12.130 

0.00 


0.00 

210.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Keramik lantai 30 x 30 cm KM/WC 

4.00 

m2 

0.157 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

VIII 

PEKERJAAN PENGECATAN 



0.000 

0.00 






1 

Cat dinding 

560.01 

m2 

2.719 

0.00 






IX 

PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 










1 

Pas. Kunci tanam 2x putar 

2.00 

bh 

0.080 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Engsel pintu 

6.00 

bh 

0.046 

0.00 


0.00 

6.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Engsel jendela 

800 

bh 

0.035 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Grendel tanam pintu 

2.00 

bh 

0.018 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Grendel tanam jendela 

4.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

6 

Pas. Hak angin sikutan 

8.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

X 

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 










1 

Pas. Lampu SL 15 watt + fitting 

16.00 

set 

0.293 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 

2 

Saklar ganda 

4.00 

bh 

0.041 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

3 

Saklar tunggal 

2.00 

bh 

0.017 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

4 

Stop kontak 

10.00 

bh 

0.083 

o.ocr 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

5 

Titik instalasi listrik Lampu 

16.00 

ttk 

0 534 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 










































































6 

Titik instalasi listrik Stop Kontak 

10.00 

ttk 

0.300 

0.00 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

XI 

PEKERJAAN SANITASI 










1 

Pas. Closed jongkok (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.070 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Pipa PVC 3" 

15.00 

m 

0.213 

0.00 


0.00 

15.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Pipa PVC 4" 

4.00 

m 

0.082 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Floor drain (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.040 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Bak airfiberglas 

1.00 

bh 

0.042 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

6 

Pembuatan Septictank + Resapan (terpasang jadi) 

1.00 

unit 

0.250 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 


JUMLAH 



100 






2.433 


PRESTASI RENCANA 









3.846 


DEVIASI 









-1.413 


Ketua Tim Teknis Pembimbing 
Perencanaan dan Pengawasan 



Saiful Arfaah. ST.. MT. 

Direktur CV. Masa Konsultan 



Ketua Tim Pembangunan 
RPS SMK Negeri Wonosalam 



Dianur Wendo, S.Pd. 

NIP. 19670117 200701 1 009 





























Saiful Arfaah, ST.. MT. Dianur Wendo, S.Pd. 

Direktur CV. Masa Konsultan NIP. 19670117 200701 1 009 





= “ ? 

O 


3 

CO 

CO 

c 

t; 

CD 


h z 00 r 

03 o 03 0) 


CD 
03 

l’ m 

3 


ho 03 
I 

03 

7s 

CD 

03 . 

03 

D 

03 


03 

O 

CO 

CO 

03 


M 

^1 


CD 

cn 

S 


c 

3 


N) 

O 


CD 


<S § 

(Q O 
03 “* 


a 3 

C 'D 

03 -* 

3 3 

D 

00 

<T> 



03 

03 

£ 

co 

CD 

O 

7} 

c 

£ 

3 

C 

C- 

O 

03 

2 

H 

CD 

> 

c_ 

i\3 

CD 

3 

(O 

g 

* 

I 

7T 

CD 

03' 

03 

■0 

m 

7s 

N) 

O 

CD 

o 

“0 
— \ 
03 
7? 

> 

3 

m 


03 

7T 

3 


7) 


k) 

C/) 

z 


C— 


03 

C f) 





k> 




> 


o 

03 



Z 


ro 


0) 

> 

n 

o> 

3 


U 

(D 

CD 

CD 9- 
03 
0) 























































Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 

Bantuan : Ruang Praktik Siswa 

Nomor : 900/297/101.6.26.20/2019 

Tanggal : 31 Juli 2019 

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN 

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 6 Hari Kerja 

Minggu Ke : 3 : 3 s/d 8 Juni 2019 


NO 

URAIAN KEGIATAN 

VOLUME 

SATUAN 

BOBOT 

Hasil Pekerjaan 

Prosentase 

Kemajuan 

Tiap 

Pakarjaan 

Prosentase 
Kemajuan 
Thd Seluruh 





<%> 

Mgg Lalu 

Mgg Ini 

Jumlah 

Sisa 

Pekerjaan 












1 

PEKERJAAN PENDAHULUAN 










1 

Pembersihan awal dan akhir proyek 

1.00 

ls 

0.167 

1.00 


1.00 

0.00 

100 

0.167 

2 

Pas. Bouplank 

1.00 

Is 

0.100 

1.00 


1.00 

0.00 

100 

0.100 

II 

PEKERJAAN TANAH, URUGAN DAN PONDASI 










1 

Pek. Galian tanah pondasi 

59.50 

m3 

1.012 

59.50 


59.50 

0.00 

100 

1.012 

2 

Urugan tanah kembali 

14.88 

m3 

0.084 

0.00 


0.00 

14.88 

0 

0.000 

3 

Pdk. Urug pasir bawah pondasi 5 cm 

0.41 

m3 

0.022 

0.00 

0.41 

0.41 

0.00 

100 

0.022 

4 

Pas. Pondasi batu kali IPc : 4 Psr 

41.65 

m3 

9.449 

0.00 

20.00 

20.00 

21.65 

48 

4.537 

5 

Pengeboran Strousse 030 -150 cm (induk) 

10.00 

m3 

0.170 

10.00 


10.00 

0.00 

100 

0.170 

m 

PEKERJAAN BETON 










i 

Pondasi plat P1 20/90/90 cm 

2.03 

m3 

1.880 

000 


0.00 

2.03 

0 

0.000 

2 

SloofSI 15/25 cm 

2.23 

m3 

2.260 

0.00 


0.00 

2.23 

0 

0.000 

3 

Kolom K1 20/30 cm 

2.76 

m3 

4.593 

0.00 


0.00 

2.76 

0 

0.000 

4 

Kolom K2 15/20 cm 

1.34 

m3 

2.232 

0.00 


0.00 

1.34 

0 

0.000 

5 

Balok Ring 15/20 

2.27 

m3 

3.759 

0.00 


0.00 

2.27 

0 

0.000 

6 

Balok Latei 10/15 cm 

25.00 

m’ 

0.703 

0.00 


0.00 

25.00 

0 

0.000 

7 

Rabat lantai 5 cm (gedung) 

8.25 

m3 

1.964 

0.00 


0.00 

8.25 

0 

0.000 

8 

Pondasi Strousse 030 -150 cm (induk) 

1.06 

m3 

0.984 

1.06 


1.06 

0.00 

100 

0.984 

IV 

PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN 










1 

Pas. Trasram IPc : 3Psr 

29.75 

m2 

1.042 

0.00 


0.00 

29.75 

0 

0.000 

2 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 6Psr 

233.61 

m2 

7.630 

0.00 


0.00 

233.61 

0 

0.000 

3 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 3Psr gewel 

16.65 

m2 

0.583 

0.00 


0.00 

16.65 

0 

0.000 

4 

Plesteran 1 Pc : 3Psr 

59.50 

m2 

0.964 

0.00 


0.00 

59.50 

0 

0.000 

5 

Plesteran 1 Pc : 6Psr 

500.51 

m2 

7.426 

0.00 


0.00 

500.51 

0 

0.000 

V 

PEKERJAAN ATAP DAN KERANGKANYA 










1 

Pek. Pasang kuda-kuda baja + gording untuk atap Spandek 

286.96 

m2 

15.550 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

2 

Pek. Pasang atap spandeck zincalume 

286.96 

m2 

8.401 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

3 

Pas. nok zincalume 

17.00 

m' 

0.482 

0.00 


0.00 

17.00 

0 

0.000 

VI 

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 










1 

Pas. Kusen pintu aluminium warna 4" type P1 

9.15 

m' 

0.517 

0.00 


0.00 

9.15 

0 

0.000 

2 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium warna 4" type PJ1 

10.85 

m’ 

0.613 

0.00 


0.00 

10.85 

0 

0.000 

3 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium warna 4" type PJ2 

13.13 

m' 

0.742 

0.00 


0.00 

13.13 

0 

0.000 

4 

Pas. Kusen jendela aluminium warna 4” type J1 

66.20 

m' 

3.739 

0.00 


0.00 

66.20 

0 

0.000 

5 

Pas. Kusen BV type BI 

29.60 

m' 

1.672 

0.00 


0.00 

29.60 

0 

0.000 

6 

Pas. Kusen BV type B2 

15.98 

m' 

0.903 

0.00 


0.00 

15.98 

0 

0.000 

7 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 

jadi) type P1 

3.19 

m2 

0.585 

0.00 


0.00 

3.19 

0 

0.000 

8 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 
jadi) type PJ1 

1.89 

m2 

0.347 

0.00 


0.00 

1.89 

0 

0.000 

9 

Daun jendela aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang jadi) 
type J1, PJ1 dan PJ2 

10.14 

m2 

1.522 

0.00 


0.00 

10.14 

0 

0.000 

10 

Pas. Kaca polos 5 mm 

11.68 

m2 

0.420 

0.00 


0.00 

11.68 

0 

0.000 

11 

Pas. Daun pintu aluminium km/wc + ACC (terpasang jadi) 

1.47 

m2 

0.270 

0.00 


0.00 

1.47 

0 

0.000 

VII 

PEKERJAAN LANTAI & FINISING KERAMIK 










1 

Pas. Keramik lantai 40 x 40 cm (polos) 

210.00 

m2 

12.130 

0.00 


0.00 

210.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Keramik lantai 30 x 30 cm KM/WC 

4.00 

m2 

0.157 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

VIII 

PEKERJAAN PENGECATAN 



0.000 

0.00 






1 

Cat dinding 

560.01 

m2 

2.719 

0.00 






IX 

PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 










1 

Pas. Kunci tanam 2x putar 

2.00 

bh 

0.080 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Engsel pintu 

6.00 

bh 

0.046 

0.00 


0.00 

6.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Engsel jendela 

8.00 

bh 

0.035 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Grendel tanam pintu 

2.00 

bh 

0.018 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Grendel tanam jendela 

4.00 

bh 

0.032 

0.00 


000 

400 

0 

0.000 

6 

Pas. Hak angin sikutan 

8.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

X 

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 










1 

Pas. Lampu SL 15 watt +fitting 

16.00 

set 

0.293 

0.00 


000 

16.00 

0 

0.000 

2 

Saklar ganda 

4.00 

bh 

0.041 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

3 

Saklar tunggal 

2.00 

bh 

0.017 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

4 

Stop kontak 

10.00 

bh 

0.083 

0.00 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

5 

Titik instalasi listrik Lampu 

16.00 

ttk 

0.534 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 













































































6 

Titik instalasi listrik Stop Kontak 

10.00 

ttk 

0.300 

000 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

XI 

PEKERJAAN SANITASI 










1 

Pas. Closed jongkok (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.070 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Pipa PVC 3" 

15.00 

m 

0.213 

0.00 


0.00 

15.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Pipa PVC 4" 

4.00 

m 

0.082 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Floor drain (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.040 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Bak air fiberglas 

1.00 

bh 

0.042 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

6 

Pembuatan Septictank + Resapan (terpasang jadi) 

1.00 

unit 

0.250 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 


JUMLAH 



100 






6.992 


PRESTASI RENCANA 









7.425 


DEVIASI 









-0.433 


Ketua Tim Teknis Pembimbing 
Perencanaan dan Pengawasan 



Saiful Arfaah. ST.. MT. 

Direktur CV. lOlasa Konsultan 



Mengetahui 

Negeri Wonosalam 


Ketua Tim Pembangunan 
RPS SMK Negeri Wonosalam 



Dianur Wendo. S.Pd. 

NIP. 19670117 200701 1 009 


H 199003 1 005 
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Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 

Bantuan : Ruang Praktik Siswa 

Nomor : 900/297/101.6.26.20/2019 

Tanggal : 31 Juli 2019 

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN 

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 6 Hari Kerja 

Minggu Ke : 4 :10 s/d 15 Juni 2019 


NO 

URAIAN KEGIATAN 

VOLUME 

SATUAN 

BOBOT 

Hasil Pekerjaan 

Prosentase 

Kemajuan 

Tiap 

Pekerjaan 

Prosentase 
Kemajuan 
Thd Seluruh 





(%) 

Mgg Lalu 

Mgg Ini 

Jumlah 

Sisa 

Pekerjaan 













PEKERJAAN PENDAHULUAN 










1 

Pembersihan awal dan akhir proyek 

1.00 

ls 

0.167 

1 00 


1.00 

0.00 

100 

0.167 

2 

Pas. Bouplank 

1.00 

Is 

0.100 

1.00 


1.00 

0.00 

100 

0.100 

II 

PEKERJAAN TANAH, URUGAN DAN PONDASI 










1 

Pek. Galian tanah pondasi 

59.50 

m3 

1.012 

59.50 


59.50 

0.00 

100 

1.012 

2 

Urugan tanah kembali 

14.88 

m3 

0.084 

0.00 


0.00 

14.88 

0 

0.000 

3 

Pftk. Urug pasir bawah pondasi 5 cm 

0.41 

m3 

0.022 

0.41 


0.41 

0.00 

100 

0.022 

4 

Pas. Pondasi batu kali IPc : 4 Psr 

41.65 

m3 

9.449 

20.00 

10.00 

30.00 

11.65 

72 

6.806 

5 

Pengeboran Strousse 030 -150 cm (induk) 

10.00 

m3 

0.170 

10.00 


1000 

0.00 

100 

0.170 

III 

PEKERJAAN BETON 










1 

Pondasi plat P1 20/90/90 cm 

2.03 

m3 

1.880 

0.00 

2.03 

2.03 

0.00 

100 

1.880 

2 

SloofSI 15/25 cm 

2.23 

m3 

2.260 

0.00 


0.00 

2.23 

0 

0.000 

3 

Kolom K1 20/30 cm 

2.76 

m3 

4.593 

0.00 


000 

2.76 

0 

0.000 

4 

Kolom K2 15/20 cm 

1.34 

m3 

2.232 

0.00 


0.00 

1.34 

0 

0.000 

5 

Balok Ring 15/20 

2.27 

m3 

3.759 

000 


0.00 

2.27 

0 

0.000 

6 

Balok Latei 10/15 cm 

25.00 

m' 

0.703 

0.00 


0.00 

25.00 

0 

0.000 

7 

Rabat lantai 5 cm (gedung) 

8.25 

m3 

1 964 

0.00 


0.00 

8.25 

0 

0.000 

8 

Pondasi Strousse 030 -150 cm (induk) 

1.06 

m3 

0.984 

1.06 


1.06 

0.00 

100 

0.984 

IV 

PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN 










1 

Pas. Trasram IPc : 3Psr 

29.75 

m2 

1.042 

0.00 


0.00 

29.75 

0 

0.000 

2 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 6Psr 

233.61 

m2 

7.630 

0.00 


0.00 

23361 

0 

0.000 

3 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 3Psr gewel 

16.65 

m2 

0.583 

0.00 


0.00 

16.65 

0 

0.000 

4 

Plesteran 1 Pc: 3Psr 

59.50 

m2 

0.964 

0.00 


0.00 

59.50 

0 

0.000 

5 

Plesteran IPc: 6Psr 

500.51 

m2 

7.426 

0.00 


000 

500.51 

0 

0.000 

V 

PEKERJAAN ATAP DAN KERANGKANYA 










1 

Pek. Pasang kuda-kuda baja + gording untuk atap Spandek 

286.96 

m2 

15.550 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

2 

Pek. Pasang atap spandeck zincalume 

286.96 

m2 

8.401 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

3 

Pas. nok zincalume 

17.00 

m' 

0.482 

0.00 


0.00 

17.00 

0 

0.000 

VI 

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 










1 

Pas. Kusen pintu aluminium warna 4“ type P1 

9.15 

m’ 

0.517 

0.00 


0.00 

9.15 

0 

0.000 

2 

Pas Kusen pintu - jendela aluminium warna 4" type PJ1 

10.85 

m' 

0.613 

0.00 


0.00 

10.85 

0 

0.000 

3 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium wama 4" type PJ2 

13.13 

m' 

0.742 

0.00 


0.00 

13.13 

0 

0.000 

4 

Pas. Kusen jendela aluminium wama 4" type J1 

66.20 

m’ 

3739 

0.00 


0.00 

66.20 

0 

0.000 

5 

Pas. Kusen BV type BI 

29.60 

m' 

1.672 

0.00 


0.00 

29.60 

0 

0.000 

6 

Pas. Kusen BV type B2 

15.98 

m' 

0.903 

0.00 


0.00 

15.98 

0 

0.000 

7 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 

jadi) type P1 

3.19 

m2 

0.585 

0.00 


0.00 

3.19 

0 

0.000 

8 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 
jadi) type PJ1 

1.89 

m2 

0.347 

0.00 


0.00 

1.89 

0 

0.000 

9 

Daun jendela aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang jadi) 
typeJI. PJ1 dan PJ2 

10.14 

m2 

1.522 

0.00 


0.00 

10.14 

0 

0.000 

10 

Pas. Kaca polos 5 mm 

11.68 

m2 

0.420 

0.00 


0.00 

11.68 

0 

0.000 

11 

Pas. Daun pintu aluminium km/wc + ACC (terpasang jadi) 

1.47 

m2 

0.270 

0.00 


0.00 

1.47 

0 

0.000 

VII 

PEKERJAAN LANTAI & FINISING KERAMIK 










1 

Pas. Keramik lantai 40 x 40 cm (polos) 

210.00 

m2 

12.130 

0.00 


0.00 

210.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Keramik lantai 30 x 30 cm KM/WC 

4.00 

m2 

0.157 

000 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

VIII 

PEKERJAAN PENGECATAN 



0.000 

0.00 






1 

Cat dinding 

560.01 

m2 

2.719 

0.00 






IX 

PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 










1 

Pas. Kunci tanam 2x putar 

2.00 

bh 

0.080 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Engsel pintu 

6.00 

bh 

0.046 

0.00 


0.00 

6.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Engsel jendela 

8.00 

bh 

0.035 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Grendel tanam pintu 

2.00 

bh 

0.018 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Grendel tanam jendela 

4.00 

bh 

0.032 

000 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

6 

Pas. Hak angin sikutan 

8.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

X 

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 










1 

Pas. Lampu SL 15 watt + fitting 

16.00 

set 

0.293 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 

2 

Saklar ganda 

4.00 

bh 

0.041 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

3 

Saklar tunggal 

2.00 

bh 

0.017 

o.oa 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

4 

Stop kontak 

10.00 

bh 

0.083 

o.oct 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

5 

Titik instalasi listrik Lampu 

16.00 

ttk 

0.534 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 















































































6 

Titik instalasi listrik Stop Kontak 

10.00 

ttk 

0.300 

0.00 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

XI 

PEKERJAAN SANITASI 










1 

Pas. Closed jongkok (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.070 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Pipa PVC 3 H 

15.00 

m 

0.213 

0.00 


0.00 

15.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Pipa PVC 4" 

4.00 

m 

0.082 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Floor drain (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.040 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Bak air fiberglas 

1.00 

bh 

0.042 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

6 

Pembuatan Septictank + Resapan (terpasang jadi) 

1.00 

unit 

0.250 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 


JUMLAH 



100 






11.141 


PRESTASI RENCANA 









11.004 


DEVIASI 









0.137 


Ketua Tim Teknis Pembimbing 
Perencanaan dan Pengawasan 



Saiful Arfaah. ST.. MT. 

Direktur CV. Misa Konsultan 



ivier 
h 


Mengetahui 

Negeri Wonosalam 


Ketua Tim Pembangunan 
RPS SMK Negeri Wonosalam 




Dianur Wendo. S.Pd. 


NIP. 19670117 200701 1 009 


«1 199003 1 005 






























Saiful Arfaah, ST.. MT. DianurWendo, S.Pd. 

Direktur CV. Masa Konsultan NIP. 19670117 200701 1 009 
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Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 

Bantuan : Ruang Praktik Siswa 

Nomor : 900/297/101.6.26.20/2019 

Tanggal : 31 Juli 2019 

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN 

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 6 Hari Kerja 

Minggu Ke : 5 : 17 s/d 22 Juni 2019 


NO 

URAIAN KEGIATAN 

VOLUME 

SATUAN 

BOBOT 

Hasil Pekerjaan 

Prosentase 

Kemajuan 

Tiap 

Pekerjaan 

Prosentase 
Kemajuan 
Thd Seluruh 





(%) 

Mgg Lalu 

Mgg Ini 

Jumlah 

Sisa 

Pekerjaan 












1 

PEKERJAAN PENDAHULUAN 










1 

Pembersihan awal dan akhir proyek 

1.00 

Is 

0.167 

1.00 


1.00 

0.00 

100 

0.167 

2 

Pas. Bouplank 

1.00 

Is 

0.100 

1.00 


1.00 

0.00 

100 

0.100 

II 

PEKERJAAN TANAH, URUGAN DAN PONDASI 










1 

Pek. Galian tanah pondasi 

59.50 

m3 

1.012 

59.50 


59.50 

0.00 

100 

1.012 

2 

Urugan tanah kembali 

14.88 

m3 

0.084 

0.00 

14.88 

14.88 

0.00 

100 

0.084 

3 

Pek. Urug pasir bawah pondasi 5 cm 

0.41 

m3 

0.022 

0.41 


0.41 

0.00 

100 

0.022 

4 

Pas. Pondasi batu kali IPc : 4 Psr 

41.65 

m3 

9.449 

30.00 

11.65 

41.65 

0.00 

100 

9.449 

5 

Pengeboran Strousse 030 -150 cm (induk) 

10.00 

m3 

0.170 

10.00 


10.00 

0.00 

100 

0.170 

III 

PEKERJAAN BETON 










1 

Pondasi plat P1 20/90/90 cm 

2.03 

m3 

1.880 

2.03 


2.03 

0.00 

100 

1.880 

2 

SloofSI 15/25 cm 

2.23 

m3 

2.260 

0.00 


0.00 

2.23 

0 

0.000 

3 

Kolom K1 20/30 cm 

2.76 

m3 

4.593 

0.00 


0.00 

2.76 

0 

0.000 

4 

Kolom K2 15/20 cm 

1.34 

m3 

2.232 

0.00 


0.00 

1.34 

0 

0.000 

5 

Balok Ring 15/20 

2.27 

m3 

3.759 

0.00 


0.00 

2.27 

0 

0.000 

6 

Balok Latei 10/15 cm 

25.00 

m' 

0.703 

0.00 


0.00 

25.00 

0 

0.000 

7 

Rabat lantai 5 cm (gedung) 

8.25 

m3 

1.964 

0.00 


0.00 

8.25 

0 

0.000 

8 

Pondasi Strousse 030 -150 cm (induk) 

1.06 

m3 

0.984 

1.06 


1.06 

0.00 

100 

0.984 

IV 

PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN 










1 

Pas. Trasram IPc : 3Psr 

29.75 

m2 

1.042 

0.00 


0.00 

29.75 

0 

0.000 

2 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 6Psr 

233.61 

m2 

7.630 

0.00 


0.00 

233.61 

0 

0.000 

3 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 3Psr gewel 

16.65 

m2 

0.583 

0.00 


0.00 

16.65 

0 

0.000 

4 

Plesteran 1 Pc : 3Psr 

59.50 

m2 

0.964 

0.00 


0.00 

59.50 

0 

0.000 

5 

Plesteran IPc: 6Psr 

500.51 

m2 

7.426 

0.00 


0.00 

500.51 

0 

0.000 

V 

PEKERJAAN ATAP DAN KERANGKANYA 










1 

Pek. Pasang kuda-kuda baja + gording untuk atap Spandek 

286.96 

m2 

15.550 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

2 

Pek. Pasang atap spandeck zincalume 

286.96 

m2 

8.401 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

3 

Pas. nok zincalume 

17.00 

m' 

0.482 

0.00 


0.00 

17.00 

0 

0.000 

VI 

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 










1 

Pas. Kusen pintu aluminium warna 4" type P1 

9.15 

m' 

0.517 

0.00 


0.00 

9.15 

0 

0.000 

2 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium wama 4" type PJ1 

10.85 

m' 

0.613 

0.00 


0.00 

10.85 

0 

0.000 

3 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium wama 4" type PJ2 

13 13 

m’ 

0.742 

0.00 


0.00 

13.13 

0 

0.000 

4 

Pas. Kusen jendela aluminium wama 4" type J1 

66.20 

m' 

3.739 

0.00 


000 

66.20 

0 

0000 

5 

Pas. Kusen BVtype BI 

29.60 

m' 

1.672 

0.00 


0.00 

29.60 

0 

0.000 

6 

Pas. Kusen BV type B2 

15.98 

m' 

0.903 

0.00 


0.00 

15.98 

0 

0.000 

7 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 

jadi) type P1 

3.19 

m2 

0.585 

0.00 


0.00 

3.19 

0 

0.000 

8 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 
jadi) type PJ1 

1.89 

m2 

0.347 

0.00 


0.00 

1.89 

0 

0.000 

9 

Daun jendela aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang jadi) 
type J1, PJ1 dan PJ2 

10.14 

m2 

1.522 

0.00 


0.00 

10.14 

0 

0.000 

10 

Pas. Kaca polos 5 mm 

11.68 

m2 

0.420 

0.00 


0.00 

11.68 

0 

0.000 

11 

Pas. Daun pintu aluminium krrWrc + ACC (terpasang jadi) 

1.47 

m2 

0.270 

0.00 


0.00 

1.47 

0 

0.000 

VII 

PEKERJAAN LANTAI & FINISING KERAMIK 










1 

Pas. Keramik lantai 40 x 40 cm (polos) 

210.00 

m2 

12.130 

0.00 


0.00 

210.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Keramik lantai 30 x 30 cm KM/WC 

4.00 

m2 

0.157 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0000 

VIII 

PEKERJAAN PENGECATAN 



0.000 

0.00 






1 

Cat dinding 

560.01 

m2 

2.719 

0.00 






IX 

PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 










1 

Pas. Kunci tanam 2x putar 

2.00 

bh 

0.080 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Engsel pintu 

6.00 

bh 

0.046 

0.00 


0.00 

6.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Engsel jendela 

8.00 

bh 

0.035 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Grendel tanam pintu 

2.00 

bh 

0.018 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Grendel tanam jendela 

4.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

400 

0 

0.000 

6 

Pas. Hak angin sikutan 

8.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

X 

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 










1 

Pas. Lampu SL 15 watt + fitting 

16.00 

set 

0.293 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 

2 

Saklar ganda 

4.00 

bh 

0.041 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

3 

Saklar tunggal 

2.00 

bh 

0.017 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

4 

Stop kontak 

10.00 

bh 

0.083 

O.O0 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

5 

Titik instalasi listrik Lampu 

16.00 

ttk 

0.534 

0 00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 













































































6 

Titik instalasi listrik Stop Kontak 

10.00 

ttk 

0.300 

0.00 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

XI 

PEKERJAAN SANITASI 










1 

Pas. Closed jongkok (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.070 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Pipa PVC 3” 

15.00 

m 

0.213 

0.00 


0.00 

15.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Pipa PVC 4" 

4.00 

m 

0.082 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Floor drain (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.040 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Bak air fiberglas 

1.00 

bh 

0.042 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

6 

Pembuatan Septictank + Resapan (terpasang jadi) 

1.00 

unit 

0.250 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 


JUMLAH 



100 






13.868 


PRESTASI RENCANA 









15.598 


DEVIASI 









-1.729 


Ketua Tim Teknis Pembimbing 
Perencanaan dan Pengawasan 



Saiful Arfaah. ST.. MT. 

Direktur CV. Masa Konsultan 



Ketua Tim Pembangunan 
RPS SMK Negeri Wonosalam 


Dianur Wendo, S.Pd. 

NIP. 19670117 200701 1 009 
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Saiful Arfaah, ST.. MT. DianurWendo, S.Pd. 

Direktur CV. Masa Konsultan NIP. 19670117 200701 1 009 
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Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 

Bantuan : Ruang Praktik Siswa 

Nomor : 900/297/101.6.26.20/2019 

Tanggal : 31 Juli 2019 

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN 

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 6 Hari Kerja 

Minggu Ke : 6 : 24 s/d 29 Juni 2019 


NO 

URAIAN KEGIATAN 

VOLUME 

SATUAN 

BOBOT 

Hasil Pekerjaan 

Prosentase 

Kemajuan 

Tiap 

Pekerjaan 

Prosentase 
Kemajuan 
Thd Seluruh 





(%) 

Mgg Lalu 

Mgg Ini 

Jumlah 

Sisa 

Pekerjaan 












1 

PEKERJAAN PENDAHULUAN 










1 

Pembersihan awal dan akhir proyek 

1.00 

ls 

0.167 

1.00 


1.00 

0.00 

100 

0.167 

2 

Pas. Bouplank 

1.00 

Is 

0.100 

1.00 


1.00 

0.00 

100 

0.100 

II 

PEKERJAAN TANAH, URUGAN DAN PONDASI 










1 

Pek. Galian tanah pondasi 

59.50 

m3 

1.012 

59.50 


59.50 

0.00 

100 

1.012 

2 

Urugan tanah kembali 

14.88 

m3 

0.084 

14.88 


14.88 

0.00 

100 

0.084 

3 

P£k. Umg pasir bawah pondasi 5 cm 

0.41 

m3 

0.022 

0.41 


0.41 

0.00 

100 

0.022 

4 

Pas. Pondasi batu kali IPc. 4 Psr 

41.65 

m3 

9.449 

41.65 


41.65 

0.00 

100 

9.449 

5 

Pengeboran Strousse 030 -150 cm (induk) 

10.00 

m3 

0.170 

10.00 


10.00 

0.00 

100 

0.170 

III 

PEKERJAAN BETON 










1 

Pondasi plat P1 20/90/90 cm 

2.03 

m3 

1.880 

2.03 


2.03 

0.00 

100 

1.880 

2 

SloofSI 15/25 cm 

2.23 

m3 

2.260 

0.00 

2.23 

2.23 

0.00 

100 

2.260 

3 

Kolom K1 20/30 cm 

2.76 

m3 

4.593 

0.00 

1.50 

1.50 

1.26 

54.348 

2.496 

4 

Kolom K2 15/20 cm 

1.34 

m3 

2.232 

0.00 

1.34 

1.34 

0.00 

100 

2.232 

5 

Balok Ring 15/20 

2.27 

m3 

3.759 

0.00 


0.00 

2.27 

0 

0.000 

6 

Balok Latei 10/15 cm 

25.00 

m’ 

0.703 

0.00 


0.00 

25.00 

0 

0.000 

7 

Rabat lantai 5 cm (gedung) 

8.25 

m3 

1.964 

0.00 


0.00 

8.25 

0 

0.000 

8 

Pondasi Strousse 030 -150 cm (induk) 

1.06 

m3 

0.984 

1.06 


1.06 

0.00 

100 

0.984 

IV 

PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN 










1 

Pas. Trasram IPc : 3Psr 

29.75 

m2 

1.042 

0.00 


0.00 

29.75 

0 

0.000 

2 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 6Psr 

233.61 

m2 

7.630 

0.00 


0.00 

233.61 

0 

0.000 

3 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 3Psr gewel 

16.65 

m2 

0.583 

0.00 


0.00 

16.65 

0 

0.000 

4 

Plesteran 1 Pc : 3Psr 

59.50 

m2 

0.964 

0.00 


0.00 

59.50 

0 

0.000 

5 

Plesteran IPc: 6Psr 

500.51 

m2 

7.426 

0.00 


0.00 

500.51 

0 

0.000 

V 

PEKERJAAN ATAP DAN KERANGKANYA 










1 

Pek. Pasang kuda-kuda baja + gording untuk atap Spandek 

286.96 

m2 

15.550 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

2 

Pek. Pasang atap spandeck zincalume 

286.96 

m2 

8.401 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

3 

Pas. nok zincalume 

1700 

m' 

0482 

0.00 


000 

17.00 

0 

0.000 

VI 

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 










1 

Pas. Kusen pintu aluminium warna 4" type P1 

9.15 

m' 

0.517 

0.00 


0.00 

9.15 

0 

0.000 

2 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium wama 4" type PJ1 

10.85 

m' 

0.613 

0.00 


0.00 

10.85 

0 

0.000 

3 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium wama 4" type PJ2 

13.13 

m' 

0.742 

0.00 


0.00 

13.13 

0 

0.000 

4 

Pas. Kusen jendela aluminium wama 4" type J1 

66.20 

m' 

3.739 

0.00 


0.00 

66.20 

0 

0.000 

5 

Pas. Kusen BV type BI 

29.60 

m' 

1.672 

0.00 


0.00 

29.60 

0 

0.000 

6 

Pas. Kusen BV type B2 

15.98 

m' 

0.903 

0.00 


0.00 

15.98 

0 

0.000 

7 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 

jadi) type P1 

3.19 

m2 

0.585 

0.00 


0.00 

3.19 

0 

0.000 

8 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 
jadi) type PJ1 

1.89 

m2 

0.347 

0.00 


0.00 

1.89 

0 

0.000 

9 

Daun jendela aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang jadi) 
type J1, PJ1 dan PJ2 

10.14 

m2 

1.522 

0.00 


0.00 

10.14 

0 

0.000 

10 

Pas. Kaca polos 5 mm 

11.68 

m2 

0.420 

0.00 


0.00 

11.68 

0 

0.000 

11 

Pas. Daun pintu aluminium km/wc + ACC (terpasang jadi) 

1.47 

m2 

0.270 

0.00 


0.00 

1.47 

0 

0.000 

VII 

PEKERJAAN LANTAI & FINISING KERAMIK 










1 

Pas. Keramik lantai 40 x 40 cm (polos) 

210.00 

m2 

12.130 

0.00 


0.00 

210.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Keramik lantai 30 x 30 cm KM/WC 

4.00 

m2 

0.157 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0 000 

VIII 

PEKERJAAN PENGECATAN 



0.000 

0.00 






1 

Cat dinding 

560.01 

m2 

2.719 

0.00 






IX 

PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 










1 

Pas. Kunci tanam 2x putar 

2.00 

bh 

0.080 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Engsel pintu 

6.00 

bh 

0.046 

0.00 


0.00 

6.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Engsel jendela 

8.00 

bh 

0.035 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Grendel tanam pintu 

2.00 

bh 

0.018 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Grendel tanam jendela 

4.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

400 

0 

0.000 

6 

Pas. Hak angin sikutan 

8.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

X 

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 










1 

Pas. Lampu SL 15 watt + fitting 

16.00 

set 

0.293 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 

2 

Saklar ganda 

4.00 

bh 

0.041 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

3 

Saklar tunggal 

200 

bh 

0.017 

o.oo; 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

4 

Stop kontak 

10.00 

bh 

0.083 

o.otf 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

5 

Titik instalasi listrik Lampu 

16.00 

ttk 

0.534 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 











































































6 

Titik instalasi listrik Stop Kontak 

10.00 

ttk 

0.300 

0.00 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

XI 

PEKERJAAN SANITASI 










1 

Pas. Closed jongkok (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.070 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Pipa PVC 3“ 

15.00 

m 

0.213 

0.00 


0.00 

15.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Pipa PVC 4" 

4.00 

m 

0.082 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Floor drain (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.040 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Bak airfiberglas 

1.00 

bh 

0.042 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

6 

Pembuatan Septictank + Resapan t terpasang jadi) 

1.00 

unit 

0.250 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 


JUMLAH 



100 






20.856 


PRESTASI RENCANA 









24.602 


DEVIASI 









-3.746 


Ketua Tim Teknis Pembimbing 
Perencanaan dan Pengawasan 



Saiful Arfaah. ST., MT. 

Direktur CV. MaSa Konsultan 



Ketua Tim Pembangunan 
RPS SMK Negeri Wonosalam 


Dianur Wendo. S.Pd. 

NIP. 19670117 200701 1 009 
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Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 

Bantuan : Ruang Praktik Siswa 

Nomor : 900/297/101.6.26.20/2019 

Tanggal .31 Juli 2019 

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN 

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 6 Hari Kerja 

Minggu Ke :7 : 1 s/d 6 Juli 2019 


NO 

URAIAN KEGIATAN 

VOLUME 

SATUAN 

BOBOT 

Hasil Pekerjaan 

Prosentase 

Kemajuan 

Tiap 

Pekerjaan 

Prosentase 
Kemajuan 
Thd Seluruh 





(%) 

Mgg Lalu 

Mgg Ini 

Jumlah 

Sisa 

Pekerjaan 












1 

PEKERJAAN PENDAHULUAN 










1 

Pembersihan awal dan akhir proyek 

1.00 

Is 

0.167 

1.00 


1.00 

0.00 

100 

0.167 

2 

Pas. Bouplank 

1.00 

is 

0.100 

1.00 


1.00 

0.00 

100 

0.100 

II 

PEKERJAAN TANAH, URUGAN DAN PONDASI 










1 

Pek. Galian tanah pondasi 

59.50 

m3 

1.012 

59.50 


59.50 

0.00 

100 

1.012 

2 

Urugan tanah kembali 

14.88 

m3 

0.084 

14.88 


14.88 

0.00 

100 

0.084 

3 

Pek. Urug pasir bawah pondasi 5 cm 

0.41 

m3 

0.022 

0.41 


0.41 

0.00 

100 

0.022 

4 

Pas. Pondasi batu kali IPc : 4 Psr 

41.65 

m3 

9449 

41.65 


41.65 

0.00 

100 

9.449 

5 

Pengeboran Strousse 030 -150 cm (induk) 

10.00 

m3 

0.170 

10.00 


10.00 

0.00 

100 

0.170 

III 

PEKERJAAN BETON 










1 

Pondasi plat P1 20/90/90 cm 

2.03 

m3 

1.880 

2.03 


2.03 

0.00 

100 

1.880 

2 

SloofSI 15/25 cm 

2.23 

m3 

2.260 

2.23 


2.23 

0.00 

100 

2.260 

3 

Kolom K1 20/30 cm 

2.76 

m3 

4.593 

1.50 

1.26 

2.76 

0.00 

100 

4.593 

4 

Kolom K2 15/20 cm 

1.34 

m3 

2.232 

1.34 


1.34 

0.00 

100 

2.232 

5 

Balok Ring 15/20 

2.27 

m3 

3.759 

0.00 


0.00 

2.27 

0 

0.000 

6 

Balok Latei 10/15 cm 

25.00 

m' 

0.703 

0.00 


0.00 

25.00 

0 

0.000 

7 

Rabat lantai 5 cm (gedung) 

8.25 

m3 

1.964 

0.00 


0.00 

8.25 

0 

0.000 

8 

Pondasi Strousse 030 -150 cm (induk) 

1.06 

m3 

0.984 

1.06 


1.06 

0.00 

100 

0.984 

IV 

PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN 










1 

Pas. Trasram IPc : 3Psr 

29.75 

m2 

1.042 

0.00 

29.75 

29.75 

0.00 

100 

1.042 

2 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 6Psr 

233.61 

m2 

7.630 

0.00 

200.00 

200.00 

33.61 

85.614 

6.532 

3 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 3Psr gewel 

16.65 

m2 

0.583 

0.00 


0.00 

16.65 

0 

0.000 

4 

Plesteran 1 Pc : 3Psr 

59.50 

m2 

0.964 

0.00 


0.00 

59.50 

0 

0.000 

5 

Plesteran 1 Pc : 6Psr 

500.51 

m2 

7.426 

0.00 


0.00 

500.51 

0 

0.000 

V 

PEKERJAAN ATAP DAN KERANGKANYA 










1 

Pek. Pasang kuda-kuda baja + gording untuk atap Spandek 

286.96 

m2 

15.550 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

2 

Pek. Pasang atap spandeck zincalume 

286.96 

m2 

8.401 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

3 

Pas. nok zincalume 

17.00 

m' 

0.482 

0.00 


0.00 

17.00 

0 

0.000 

VI 

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 










1 

Pas. Kusen pintu aluminium warna 4" type P1 

9.15 

m' 

0.517 

0.00 


0.00 

9.15 

0 

0.000 

2 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium wama 4" type PJ1 

10.85 

m' 

0.613 

0.00 


0.00 

10.85 

0 

0.000 

3 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium wama 4" type PJ2 

13.13 

m' 

0.742 

0.00 


0.00 

13.13 

0 

0.000 

4 

Pas. Kusen jendela aluminium wama 4" type J1 

66.20 

m' 

3.739 

0.00 


0.00 

66.20 

0 

0.000 

5 

Pas. Kusen BV type BI 

29.60 

m' 

1.672 

0.00 


0.00 

29.60 

0 

0.000 

6 

Pas. Kusen BV type B2 

15.98 

m' 

0.903 

0.00 


0.00 

15.98 

0 

0.000 

7 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 

jadi) type P1 

3.19 

m2 

0.585 

0.00 


0.00 

3.19 

0 

0.000 

8 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 
jadi) type PJ1 

1.89 

m2 

0.347 

0.00 


0.00 

1.89 

0 

0.000 

9 

Daun jendela aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang jadi) 
type J1, PJ1 dan PJ2 

10.14 

m2 

1.522 

0.00 


0.00 

10.14 

0 

0.000 

10 

Pas. Kaca polos 5 mm 

11.68 

m2 

0.420 

0.00 


0.00 

11.68 

0 

0.000 

11 

Pas. Daun pintu aluminium km/Wc + ACC (terpasang jadi) 

1.47 

m2 

0.270 

0.00 


0.00 

1.47 

0 

0.000 

VII 

PEKERJAAN LANTAI & FINISING KERAMIK 










1 

Pas. Keramik lantai 40 x 40 cm (polos) 

210.00 

m2 

12.130 

0.00 


0.00 

210.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Keramik lantai 30 x 30 cm KM/WC 

4.00 

m2 

0.157 

0.00 


0.00 

400 

0 

0.000 

VIII 

PEKERJAAN PENGECATAN 



0.000 

0.00 






1 

Cat dinding 

560.01 

m2 

2.719 

0.00 






IX 

PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 










1 

Pas. Kunci tanam 2x putar 

2.00 

bh 

0.080 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Engsel pintu 

6.00 

bh 

0.046 

0.00 


0.00 

6.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Engsel jendela 

8.00 

bh 

0.035 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Grendel tanam pintu 

2.00 

bh 

0.018 

000 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Grendel tanam jendela 

4.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

6 

Pas. Hak angin sikutan 

8.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

X 

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 










1 

Pas. Lampu SL 15 watt + fitting 

16.00 

set 

0.293 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 

2 

Saklar ganda 

4.00 

bh 

0.041 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

3 

Saklar tunggal 

2.00 

bh 

0.017 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

4 

Stop kontak 

10.00 

bh 

0.083 

0.00 


000 

10.00 

0 

0.000 

5 

Titik instalasi listrik Lampu 

16.00 

ttk 

0.534 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 













































































6 

Titik instalasi listrik Stop Kontak 

10.00 

ttk 

0.300 

0.00 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

XI 

PEKERJAAN SANITASI 










1 

Pas. Ctosed jongkok (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.070 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Pipa PVC 3" 

15.00 

m 

0.213 

0.00 

15.00 

15.00 

0.00 

100 

0.213 

3 

Pas. Pipa PVC 4" 

4.00 

m 

0.082 

0.00 

4.00 

4.00 

0.00 

100 

0.082 

4 

Pas. Floor drain (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.040 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Bak air fiberglas 

1.00 

bh 

0.042 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

6 

Pembuatan Septictank + Resapan (terpasang jadi) 

1.00 

unit 

0.250 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 


JUMLAH 



100 






30.822 


PRESTASI RENCANA 









33.607 


DEVIASI 









-2.785 


Ketua Tim Teknis Pembimbing 
Perencanaan dan Pengawasan 



8aiful Arfaah. ST.. MT. 

Direktur CV. ivfasa Konsultan 



Ketua Tim Pembangunan 
RPS SMK Negeri Wonosalam 

Dianur Wendo. S.Pd. 

NIP. 19670117 200701 1 009 
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Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 

Bantuan : Ruang Praktik Siswa 

Nomor : 900/297/101.6.26.20/2019 

Tanggal : 31 Juli 2019 

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN 

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 6 Hari Kerja 

Minggu Ke : 8 : 8 s/d 13 Juli 2019 


NO 

URAIAN KEGIATAN 

VOLUME 

SATUAN 

BOBOT 

Hasil Pekerjaan 

Prosentase 

Kemajuan 

Tiap 

Pekerjaan 

Prosentase 
Kemajuan 
Thd Seluruh 
Pekerjaan 





(%) 

Mgg Lalu 

Mgg Ini 

Jumlah 

Sisa 












1 

PEKERJAAN PENDAHULUAN 










1 

Pembersihan awal dan akhir proyek 

1.00 

ls 

0.167 

1.00 


1.00 

0.00 

100 

0.167 

2 

Pas. Bouplank 

1.00 

Is 

0.100 

1.00 


1.00 

0.00 

100 

0.100 

II 

PEKERJAAN TANAH, URUGAN DAN PONDASI 










1 

Pek. Galian tanah pondasi 

59.50 

m3 

1.012 

59.50 


59.50 

0.00 

100 

1.012 

2 

Urugan tanah kembali 

14.88 

m3 

0.084 

14.88 


14.88 

0.00 

100 

0.084 

3 

Pek. Urug pasir bawah pondasi 5 cm 

0.41 

m3 

0.022 

0.41 


0.41 

0.00 

100 

0.022 

4 

Pas. Pondasi ba*tu kali IPc : 4 Psr 

41.65 

m3 

9.449 

41.65 


41.65 

0.00 

100 

9.449 

5 

Pengeboran Strousse 030 -150 cm (induk) 

10.00 

m3 

0.170 

10.00 


10.00 

0.00 

100 

0.170 

III 

PEKERJAAN BETON 










1 

Pondasi plat P1 20/90/90 cm 

2.03 

m3 

1.880 

2.03 


2.03 

0.00 

100 

1.880 

2 

SloofSI 15/25 cm 

2.23 

m3 

2.260 

2.23 


2.23 

000 

100 

2.260 

3 

Kolom K1 20/30 cm 

2.76 

m3 

4.593 

2.76 


2.76 

0.00 

100 

4.593 

4 

Kolom K2 15/20 cm 

1.34 

m3 

2.232 

1.34 


1.34 

0.00 

100 

2.232 

5 

Balok Ring 15/20 

2.27 

m3 

3.759 

0.00 

2.27 

2.27 

0.00 

100 

3.759 

6 

Balok Latei 10/15 cm 

25.00 

m' 

0.703 

0.00 

25.00 

25.00 

0.00 

100 

0.703 

7 

Rabat lantai 5 cm (gedung) 

8.25 

m3 

1.964 

0.00 


0.00 

8.25 

0 

0.000 

8 

Pondasi Strousse 030 -150 cm (induk) 

1.06 

m3 

0.984 

1.06 


1.06 

0.00 

100 

0.984 

IV 

PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN 










1 

Pas. Trasram IPc . 3Psr 

29.75 

m2 

1.042 

29.75 


29.75 

0.00 

100 

1.042 

2 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 6Psr 

233.61 

m2 

7.630 

200.00 

33.61 

233.61 

0.000 

100 

7.630 

3 

Pas. 1/2 bata merah IPc : 3Psr gewel 

16.65 

m2 

0.583 

0.00 

16.65 

1665 

0.00 

100 

0.583 

4 

Plesteran IPc: 3Psr 

59.50 

m2 

0.964 

000 

59.50 

59.50 

0.00 

100 

0.964 

5 

Plesteran 1 Pc : 6Psr 

500.51 

m2 

7.426 

0.00 

500.51 

500.51 

0.00 

100 

7.426 

V 

PEKERJAAN ATAP DAN KERANGKANYA 










1 

Pek. Pasang kuda-kuda baja + gording untuk atap Spandek 

286.96 

m2 

15.550 

0.00 

90.00 

90.00 

196.96 

31.363 

4.877 

2 

Pek. Pasang atap spandeck zincalume 

286.96 

m2 

8.401 

0.00 


0.00 

286.96 

0 

0.000 

3 

Pas. nok zincalume 

17.00 

m’ 

0.482 

0.00 


0.00 

17.00 

0 

0.000 

VI 

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 










1 

Pas. Kusen pintu aluminium warna 4“ type P1 

9 15 

m’ 

0.517 

0.00 


0.00 

9.15 

0 

0.000 

2 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium warna 4" type PJ1 

10.85 

m' 

0.613 

0.00 


0.00 

10.85 

0 

0.000 

3 

Pas. Kusen pintu - jendela aluminium warna 4" type PJ2 

13 13 

m' 

0.742 

0.00 


0.00 

13.13 

0 

0.000 

4 

Pas. Kusen jendela aluminium warna 4" type J1 

66.20 

m' 

3.739 

000 


0.00 

66.20 

0.000 

0.000 

5 

Pas. Kusen BV type BI 

29.60 

m' 

1.672 

0.00 


0.00 

29.60 

0 

0.000 

6 

Pas. Kusen BV type B2 

15.98 

m' 

0.903 

0.00 


0.00 

15.98 

0 

0.000 

7 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 

jadi) type P1 

3.19 

m2 

0.585 

0.00 


0.00 

3.19 

0 

0.000 

8 

Pas. Daun pintu aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang 

jadi) type PJ1 

1.89 

m2 

0.347 

0.00 


0.00 

1.89 

0 

0.000 

9 

Daun jendela aluminium, kaca rayband + ACC (terpasang jadi) 

type J1, PJ1 dan PJ2 

10.14 

m2 

1.522 

0.00 


0.00 

10.14 

0 

0.000 

10 

Pas. Kaca polos 5 mm 

11.68 

m2 

0.420 

0.00 


0.00 

11.68 

0 

0.000 

11 

Pas. Daun pintu aluminium km/wc + ACC (terpasang jadi) 

1.47 

m2 

0.270 

0.00 


0.00 

1.47 

0 

0.000 

VII 

PEKERJAAN LANTAI & FINISING KERAMIK 










1 

Pas. Keramik lantai 40 x 40 cm (polos) 

210.00 

m2 

12.130 

0.00 


0.00 

210.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Keramik lantai 30 x 30 cm KM/WC 

4.00 

m2 

0.157 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0000 

VIII 

PEKERJAAN PENGECATAN 



0.000 

0.00 






1 

Cat dinding 

560.01 

m2 

2.719 

0.00 






IX 

PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 










1 

Pas. Kunci tanam 2x putar 

2.00 

bh 

0.080 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Engsel pintu 

6.00 

bh 

0.046 

0.00 


0.00 

6.00 

0 

0.000 

3 

Pas. Engsel jendela 

8.00 

bh 

0.035 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

4 

Pas. Grendel tanam pintu 

2.00 

bh 

0.018 

0.00 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Grendel tanam jendela 

4.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

6 

Pas. Hak angin sikutan 

8.00 

bh 

0.032 

0.00 


0.00 

8.00 

0 

0.000 

X 

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 










1 

Pas. Lampu SL 15 watt + fitting 

16.00 

set 

0.293 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 

2 

Saklar ganda 

4.00 

bh 

0.041 

0.00 


0.00 

4.00 

0 

0.000 

3 

Saklar tunggal 

2.00 

bh 

0.017 

o.op 


0.00 

2.00 

0 

0.000 

4 

Stop kontak 

10.00 

bh 

0.083 

o.oO 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

5 

Titik instalasi listrik Lampu 

16.00 

ttk 

0.534 

0.00 


0.00 

16.00 

0 

0.000 











































































6 

Titik instalasi listrik Stop Kontak 

10.00 

ttk 

0.300 

0.00 


0.00 

10.00 

0 

0.000 

XI 

PEKERJAAN SANITASI 










1 

Pas. Closed jongkok (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.070 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

2 

Pas. Pipa PVC 3" 

15.00 

m 

0.213 

15.00 


15.00 

0.00 

100 

0.213 

3 

Pas. Pipa PVC 4" 

4.00 

m 

0.082 

4.00 


4.00 

0.00 

100 

0.082 

4 

Pas. Floor drain (terpasang jadi) 

1.00 

bh 

0.040 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

5 

Pas. Bak air fiberglas 

1.00 

bh 

0.042 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 

6 

Pembuatan Septictank + Resapan (terpasang jadi) 

1.00 

unit 

0.250 

0.00 


0.00 

1.00 

0 

0.000 


JUMLAH 



100 






50.231 


PRESTASI RENCANA 









48.720 


DEVIASI 









1.511 


Ketua Tim Teknis Pembimbing 
Perencanaan dan Pengawasan 


Saiful Arfaah, ST.. MT. 

Direktur CV. Masa Konsultan 



Ketua Tim Pembangunan 
RPS SMK Negeri Wonosalam 



Dianur Wendo, S.Pd. 

NIP. 19670117 200701 1 009 
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Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 

Bantuan : Ruang Praktik Siswa 

Nomor : 900/297/101.6.26.20/2019 

Tanggal : 31 Juli 2019 
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Foto 0% Awal Lokasi Tampak Depan 



Foto 0% Awal Lokasi Tampak Belakang 







Foto 0% Awal Lokasi Tampak Samping Kanan 










1 


Foto 30% Lokasi Tampak Dalam 



Foto 30% Lokasi Tampak Luar 



| 










Foto 30% Lokasi Tampak Samping Kiri 



Foto 30% Lokasi Tampak Samping Kanan 








Foto 50% Lokasi Tampak Depan 










Foto 50% Lokasi Tampak Dalam 



Foto 50% Lokasi Tampak Dalam 






Foto 50% Lokasi Tampak Samping Kiri 



Foto 50% Lokasi Tampak Samping 












